CONTRATO No. MSJ/nSM-DF/467/096/2019 



Santiago 


JAMILTEPEC 


GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 


H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, JAM. 
DISTRITO DE JAMILTEPEC 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITÁRIOS Y TIEMPO DETERMINADO 


RE6I[ ^{(BÍAaTISTA: torvecsa sa de C.V.” 

DE HAt UENOA 

Mpto. SJW|ÍíP|í|fcTRADOR ÚNICO: ING. ULISES DE 


CONTRATO No. MSJ/FISM-DF/467/096/2019 


FUENTE DE FINANCIAMENTO: FONDO III.- FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 
2019 


Jarniltmms 

Dtto. Jai liltepec, 
Qax.20. - ‘ 


íKCfON: CALLE ARROYO CAMARON LOTE 4A SIN 
MERO SECTOR U2 SANTA CRUZ HUATULCO, SANTA 
iPIA HUATULCO, OAXACA C.P. 70988. 


EJERCICIO: 2019 


TELÉFONO: (958) 58-7-16.68 
R F C.: TOR130907I16 
I.M.S.S: J9114850100. 


MODALIDAD DE CONTRATACION: POR INVITACIÓN 
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES 
CONTRATISTAS. 


FECHA DE FALLO: 10 DE JULIO DE 2019 


OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 


LOCALIDAD: PATRIA NUEVA 


MUNICÍPIO: SANTIAGO JAMILTEPEC 


ESTADO: OAXACA 


piilTO: $ 1,408,746.80 )UN MILLON CUATROCIENTOS 
1^0 MIL SETECENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
8IW100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR 


ANTICIPO: 30.00% 

$422,624.04 (CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL 
SEISCENTOS VEINTICUATRO PESOS 04/100 M. N.) 
I.VA incluído. 


BESIOc 
MUNICfnp 

Wp/o. So/ríf^ 
Jamiltú. 
ttoAJamí 


PLAZO DE EJECUCIÓN: 
93 DiAS NATURALES 


INICIO: 

12 DE JULIO DE 2019 


TERMINO: 

12 DE OCTUBRE DE 2019 


JamIltepeCf 
Dtto. JairUltepi 
Oax, 2019^^ 


JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARROLLO 

lunlcipal S/N Col. Centro, Santiago Jamikepec, Oaxaca C.P. 71700 Tel: (954) 58 2 85 45 - 58 2 82 30 
presidencia@jamiltep>ecmuntcipio.gob.mx / jamiltepecmunicipio.gob.mx 


TESORERIA 

MUNICIPAL 

FECHA DE CONTRATO: 


Mp/o. Scntíaao 

11/JULIO/2019 






















































CONTRATO No. MSJ/FISM-DF/467/096/2019 


Santiago 

JAMILTEPEC 


r- 




GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 

Contrato de Obra Pública No. MSJ/FISM-DF/467/096/2019 



tetrato de obra pública a precios unitários y tiempo determinado que celebran por una parte, el N^rfeip^^ 
Haitiago Jamiltepec, Distrito de Jamiltepec, Estado de Oaxaca, al que en este documento se le denominara ° 
inicipio” representado por los CC. CECÍLIA RIVAS MARQUEZ, ING. AURÉLIO LÓPEZ SORIANO, enl 
de Presidenta Munícioâl r^r^rlo ■■■ 



Declaraciones 


id de Presidenta Municipal, Síndico Municipal, respectivamente; y por la otra parte el C. ING. i 
rCRUZ TORRES, en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO de la empresa “TORVECSA S.A 
RE6ID0ftí.S'^ sucesivo dentro dei presente contrato se le denominara “El Contratista”, de conformi 
DE declaraciones y cláusulas: 

Mpfo. ^ntíago 
iamittepeç^ 

DUO, yomWreM“uniclpio” declara: 

Que es una entidad de carácter público, con património propio, autónomo en su régimen interior y con librí 
administración de su Hacienda, investido de personalidad jurídica propia en los términos de la fracción II * 
IV dei artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 113 de I 
Constitución Política dei Estado libre y soberano de Oaxaca, artículo 2 de la Ley Orgânica Municipal dei 






Estado de Oaxaca. 



b) 


c) 


SINDICATUR/I 

Que senala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Santiago JamilteDeííLVA^cÇ*^^*" 
Oaxaca, Palacio Municipal S/N, Colonia Centro. Mpy. Santiago 

Jamiltepec, 

Que la autoridad que lo representa está facultada para contratar en los términos dei artículo 43 fraccion^^Sfoífe^i 
y V, artículo 68 fracción I, y Artículo 71 fracción I de la Ley Orgânica Municipal para el Estado de Oaxaca. 


d) 


Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CtlANDw 
MENOS TRES CONTRATISTAS. a la empresa “TORVECSA S.A. DE C.V.” Representado por el C. IN<? 
ULISES DE LA CRUZ TORRES, de acuerdo al acta de Fallo de fecha 10 de Julio dei 2019 y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 25 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servidos 
Relacionados dei Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el Presupuesto de 
Egresos dei Estado para el ejercicio 2019 



e) 


Que para cubrir las erogadones que se deriven dei presente contrato “El Município”,., 
recursos asignados y disponibles en Ramo General 33, correspondiente al Fond^ 
Aportaciones para la Inffaestructura Social Municipal, para el ejercicio 2019«f^ 
Aprobación y Autorización No. MSJ/467/FIII/011/2019 de fecha 26 de Jgnio de 201 


II.- “El Contratista” declara: 


a) 


tesor 

Que tiene capacidad jurídica y técnica para contratar sus servidos, a través dei C. 

CRUZ TORRES, de acuerdo al documento notarial número 11907, levantada ante la co^ijjiuy 
2 de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que el carácter con que se ostenta no^te^pjd 
restringido de manera alguna y que su representada tiene plena existe^dat/,^— 



identificándose con credencial de elector con fotografia con número de folio 1846079|p^^^^‘ 


ISbE LA 
(i^fòa No. 
ifecado ni 
‘^egal. 


b) 


Que es una Persona (Moral) en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro ffcl 
es R.F.C. TOR130907Í16 y Registro IMSS J9114850100. 


c) Que tiene como actividad principal la realización de Obras públicas y privada. 


,A-Íípbuyentes 


JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARROuSIlNIC^PAff^^. 

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.P. 71700 Tel: (954) 30 

presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx/jamiltepecmunicipio.gobjn)/bm//fepec, 

A_ OttO,Jamllt£Der 
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r Santiago 

JAMILTEPEC 

GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 

orno empresano y patrón dei personal que ocupe con motivo de los trabajos matéria dei contrali SerL 

REGIflUf^® ^ s' contenido y los requisitos que establece ia Ley de Obras Públicas y Servidos t 

DE HACUE^âfo^Í! f , cl® Construcción y Seguridad Estmctural y el confe 

dei presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catálogo de conceptos” 
;om<ft«pé2@'®ndanzado de ejecución de los trabajos. 

Dtto. Jamiltepec, 

O(W. 20 i 9 fW®imanifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los suouestos >s«>oosj^ 
^ |establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados dei Estado de oLaca^4á^^^<; 

clomicilio para oír y recibir toda clase de 

ni^if caciones, el ubicado en. CALLE ARROYO CAMARON LOTE 4A SIN NUMERO SECTOR U2 SANTA 
CRUZ HUATULCO, SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA C.P. 70988 

II.- Ambas partes declaran: 




a) 


b) 


c) 


SINDiCATURA 

^ MUNICIPAL 

y °^‘®"‘^cán todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en derecft!?'®-;?'’**®^® 
correspondan a cada una de las partes, para la ejecución de la obra objeto de este contrato jamiltepec, 

DttOs Jamittepef 

A CUANDo'^M®ÉS'trfI' rn?TpÍTÍIÍAc°^®''‘^®‘^ ^® ®°'^*catación POR INVITACIÓN RESTRINGIRE I 

CONTRATISTAS , que se establecen en el artículo 25 , fracción II de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios relacionados dei Estado de Oaxaca. ^ 

P'®"® y recíprocamente su personalidad jurídica y manifiestaiiíÍMfeaBçMesa 
conformidad dei contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conlÉi^^^^^^ 
siguientes: 

CLAUSULAS 


Primera: Objeto dei contrato. TESOR 

MUNIC 

lfi.JílV«Í?Íí!Í?” ®c'co'T^'®nba^ a el contratista la realización de la obra; MEJORAMIENTO 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, ubicada en la localidad de PATRIA NUEVA, wSlffilo^áiliago 

®c ■ SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO È W^AÊÍiCfâWfDE 
c^TDií^MD^e^^ PCR-12-750, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTE DE COTÓRCT^^^- 

SENrn ff (SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VOLADA 

SENCILLA TRES FASES EN MEDIA TENSION VS20, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA<5 
REMATE DOBLE DOS FASES EN MEDIA TENSIÓN AD2N, SUMINIS^O E INSTAL^aJ n 

REMATE DOS FASES EN MEDIA TENSION VR2N, SUMINISTRO E INSTAiLACION 
ESTRUCTURA VOLADA DOBLE DOS FASES EN MEDIA TENSIÓN VD2N SUN^iStRO E* 
ESTRUCTURA VOLADA SENCILLA DOS FASES EN MEDIA' TElj^^ .VS2I^ 
ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION (SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE' PN 

BAJA TENSION 1R1, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE EN B^^TÉ^^ON 
. “ ESTRUCTURA DE PASO eU BaJa TENsVoN 

JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARROLLO 

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.P. 71700 Tel: (954) 58 2 85 45^ 
presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx / jamiltepecmunicipio.gob.mx 

Dm^Jarnlttei. 
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Santiago 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 



imiSof “ acatando 

mentos nomas y anexos seilalados en este contrato asi, como las dlsposIconM en maSnâ 
Itwccion v^entes en el âmbito federal, estatal y municipal, los pioyectos-S7 e^pecTcfSnS 

^part^ rrgrant?S?e“e3râtó ^ “^anexos 

RSTi 


: Monto dei contrato. 

DE HAQAy|IO^ _ 

Dtto. JOtpiltepf^ .-. 



\ FONDO 

SUBTOTAL 

IVA 

- ^ 

TOTAL ÍTilÉ 

"FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEM/VRCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL FISMDF) 2019 

$1,214.436.90 

$194,309.90 

$1,408,746.Mfeg 

---siftd) 

TOTAL ^ - 

$1,214.436.90 

$194,309.90 

-- MÜI 

_$1.408.740«b/Q 




Tercera: Plazo de ejecución. 


a ejecutar la obra en un plazo de 93 dias naturales debiendo iniciar la obra objeto 
dei presente contrato el dia 12 de Juho dei 2019 y temiinarla a más tardar el día 12 de Octubre dei 2519^“ 
acuerdo con lo solicitado por “El Município” y los programas presentados por “El Contratista”. 


Dtto, Ja 
Oax, 


SntraS” ? a'íl°Mun!cinio®>®S‘^‘°'^ imprevistas que lo retrasen, no imputables a 

contratista o a El Município de comun acuerdo procederá la autorización de una prorroga previa solici 
por escnto de El Contratista” y la evaluación de “El Município”. 


Cuarta: Disponibilidad dei inmueble y documentos administrativos. 



rfiL VrJT K T ^ ^ disposición de “El Contratista”. el o los inmuebles en que han de llevars^l- - ^. 

cabo los trabajos matena dei presente contrato, así como los dictámenes. licencias^ permisos y demM^P*^®^-^^ 
autonzaciones que sean responsabilidad de “El Município”, y que se requieran para la rêalización de^la 

Quinta: Anticipos .-'mu ni t^^r^epec, 

• 202 : 

El importe total otorgado por “El Município” por concepto de anticioo es oor la cantidsd Hp 
CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 04/100 M. N.) I.VA due reo^^la^ 

30^00%) dei monto total dei contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a uti^^^^ivamente Mra 
apSonTs ° correspondiente. ^p^^É^íias siguieStes 


JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARR|^»L . — 

Paiacio Municipal S/N Cd. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca CP. 71700 Tol: (954Wsafl;^tó% 2 82 30 
presidencia@iamíltenprmllnirir»ir^ _ 



presidencia@janníltep)ecmunicipio.gob.mx / jamiltepecmunicipiS^ob,/o^//foT, 

- — 



































CONTRATO No. MSJ/nSM-DF/467/096/2019 


Santiago 

JAMILTEPEC 

GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 



FONDO 

SUBTOTAL 

IVA 

TOTAL y? 


APORTACIONES PARA LA 
^WCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
BÍlbiONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
|AL(FJSMDF)2019 

$364,331.07 

$58,292.97 

$422,62^^ 
F 0 

Cx u. 


y Hl A 

feWüA -— 1 

$422,624.04 

$422,624.04 

$422j624i)i 


Sexta: Forma de pago 




de los anticipos senán puestos a disposición de “El Contratista” con antelación a li 
fil inicio de los trabajos; el atraso en la entrega dei anticipo será motivo para diferir en inil. 
ejecución pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia de los anticipos dentro ' 
iJrazo áenalado, no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida 
originalmente. 

El anticipo deberá ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones proporcionales con 
cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos efectivamente ejecutados se formulen (hasta un 30%) 
sobre el monto total de las mismas, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final, para 
tales efectos “El Município” en su caso, efectuara la deducción respectiva al formularse la última estimación 
referencia. 

Si “El Contratista” no amortizo el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si lo * 
destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Município”, gastos financieros conforme al procedimiento 
establecido en el Código Fiscal dei Estado, como si se tratara dei supuesto de prórroga de créditos fiscales yS^DICATURi 
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente ISR/illUiriDAi 
cantidades a disposición de “El Município”. Mp/o Sontfogo 

Jamiltepec, 
DttOw Jpmlltet 

. ... 

Las partes convienen que los trabajos objeto dei presente contrato, se paguen mediante la 
estimaciones de trabajos ejecutados, que deberán cubrir por unidad de obra terminada, previa 
obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas ejecut^'^ 
expediente técnico autorizado en un periodo no mayor de treinta dias, las que serán preser.., 

Contratista” a “El Município” acompanadas de la documentación que acredite la procedência 
dentro de los cuatro dias hábiles siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el ' 
de Obras Públicas y Servidos Relacionados dei Estado de Oaxaca 

Mpíò’i 

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes senalado, se incorporaran 
estimaciones para que “El Município” inicie su trâmite de pago. Otto^ Jan^teú 

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un pl^o de 
tres dias naturales, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación. 

“El Município” cubrirá a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 
veinte dias hábiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “fit^ÜK^cipio” según el 
articulo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados dei Estado de Oaxaç^i^èí^p^^-' 

“El Contratista” conviene y acepta que “El Município” con cargo a cada una de laC^^^l^^^^j^al 


pago. 


pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones: 

1. Amortización proporcional dei anticipo (hasta un 30%). 


realizar el 


PRESIDEWC! 

^UNICIPâ 

JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARROmOSantiag^ 

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec. Oaxaca C.R 71700 Tel: (95j 
presidencia@jamiltep>ecmunicipio.gc)b.mx / jamiltepecmunicípio. 


2 82 30 
m. 2019•2021 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 

^endrá el 5 al miliar (0.5%) al importe de la estimación sin I.V.A. Por concepto de ap^ación 
pago de vigilância, inspección y control de los trabajos ejecutados por los conf 
ie a lo establecido por el artículo 51 fracción XVII en relación con el artículo 76 de I^L^ 

Públicas y Servicios Relacionados dei Estado de Oaxaca. Dicha deducción le será &téhiò 
Sctamente por “El Município”, mediante la aplicación de los mecanismos de pagos establecidos^ 

)|a gestión de los recursos, mismos que serán captados y enlerados a las instan cias ^ 

Dndientes. 

idrá el 3% sobre erogaciones al trabajo personal subcontratado segur artículo 

í de Hacienda. _ 

^^3S en exceso, “El Contratista” deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso, más 
_ j^pondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal dei Estado de 
Oaxácã, como si se tratara dei supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales y se computaran por dias 
naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición 
dei município. 

Séptima: Garantias 

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el artículo 37 de la 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados dei Estado de Oaxaca las siguientes garantias: 

I ).- Por los anticipos que en su caso reciban deberán constituirse dentro de los quince dias nat j^piCATURA 

MU^ 



siguientes a la fecha de notificación 

Del fallo y será por el 100% dei monto de los anticipos. 

II).- Por el cumplimiento de los contratos, esta garantia deberá constituirse dentro de los quince dias natu- 
siguientes a la fecha de 

Notificación dei fallo y será por el 10% dei monto total de la obra. 


INICIPAL 
Mpio. Santíago 
Jamiltepec, 


III).- Por los vidos ocultos será por el 10% dei monto total de la obra por un periodo de doce meses 
partir de la fecha de entrega recepción de la obra de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Ob(^ 

Servicios Relacionados dei Estado de Oaxaca 

Para garantizar la correcta inversión dei antidpo “El Contratista” se obliga a presentar fianza 
monto total recibido, otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada, a favor de^'1í|^^ía 
municipal dei H. Ayuntamiento de: Santiago Jamiltepec misma que será presentada con anteladm á^í 
la obra. 

Para garantizar el cumplimiento dei contrato “El Contratista” se obliga a presentar fianza^roP-eíi 
monto total de la obra contratada en los términos dei párrafo anterior. 

Así mismo “ El Contratista” previamente a la recepción de los trabajos por parte de “tf-^unip^o” 
garantizara la obra por un periodo de doce meses y por el 10% dei monto total de la obra en los términos dei 
artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados dei Estado de Oa^íaca, og/g^esponder a los 
defectos que resulten de su realización por vicios ocultos y de cualquier otra responsab^adg^^ue hubiere 
incurrido en su ejecución y hasta que “El Contratista ” haya cumplido con todas que se 

deriven de este contrato, dicha garantia deberá ser por el 10% dei monto total de la 01 “ 




PRESIDEAIC 

JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARROllHí^solSog-o 

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.R 71700 Tel: (954L58^?^^46p642 82 30 
presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx / jamiltepecmunicipio.gotÍTfíx J^^ittepec, 
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Octava: Ajuste de costos 




^ir de la presentación de las propuestas ocunran circunstancias de orden económico no fte 
h, que determinen un aumento o reducción en los costos de los trabajos aun no ej^ui 
, programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendcí 
^ :o de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo estabi 
- j4 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados dei Estado de Oaxaca, el aWBílbío? 
deberá constar por escrito. 

costos podrá llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento: 

Jamiltepec, 

Dtto. Jarpiltepic, Los precios originales dei contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
Oax. 2019 • 2021 contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes 
de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio dei contrato 



Para tales efectos la revisión será efectuada por “El Município” a solicitud escrita de “El Contratista” la qi* 
deberá acompanarse de la documentación comprobatoria necesaria. 5 

En caso de existir conceptos no considerados dentro dei catálogo respectivo, se consideraran como trabaj 
extraordinários y deberán ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y “El Município” para 
pago de los mismos. 





Novena: Modificación dei contrato 


SINDICATURA 

municipal 

Durante la vigência dei presente contrato éste se podrá modificar mediante la suscripción de convénios siemp^^/^çnec^^ 
y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% dei monto o dei plazo pactadDfíoi. Jaijfllte^c 


impliquen variaciones sustanciales dei proyecto originalmente autorizado. 


La modificación de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Município” y debeq 
razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dará conocimiento al 
Interno y a la Secretaria de la Contraloría y Transparência Gubemamental, dentro de los die; 
celebración. 



Décima: Representantes de las partes 

tesorl 

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciación dMUN^Cw . 
sitio de realización de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberá. tener poder 4toí(^pafiá?^ar 
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Município” se reserva áp(fóyêe;ti©cde su 
aceptación, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podrá ejercer en cualquiertieftí^ Jomiltepec, 

""-•r. ?oi9.2021 

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servidos 
Relacionados dei Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos 
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residenda general de supervisión, que tendrá entre otras, las 
facultades y obligaciones que senala el precepto indicado, y de manera enundativa y no limitativa l^^syguientes: 


Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto dei contrato y dar a “El Contrai 
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecudón en la forma convenida y 


que en este caso ordene. 





ito, las 
dones 


PRESIDE 

JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARROLL(ÍfpK;.nS^ 

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.P. 71700 Tel: (954) 58 2 85)«Sn/ÉSPpe^30 
presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx / jamÜtepecmunicipio.gob.miPftO. JOfnlItcpGCf 
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''O E 



contrate a un tercero para realizar tréalTS 
^ Contratista”. otorgará a ésta las fadiidades, documenff f-- 

responsable de cualquier autorización y aprobación de los asuntos relaciorado 
itena dei presente contrato, la residência de obra. 

iivienen que ia bitácora de obra formara parte de este contrato 
Responsabilidades dei Contratista. 

® l°® y ®qu'PO que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la obra 

oSb3fiffi*3Ê! ;n t f establecidas en el listado de insumos que intervienen en la 

qeéste contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectúen a 

H ®®' ^ responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos dekl|'!iJS^^ 

misma y de los danos y pequicios que por inobservância o negligencia de su parte se lleguen a <Ssa- a 

In! tSf? Município^ realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de**^ 
los trabajos, ya sea en el sitio de estos, o en los lugares de adquisición o de fabricación. 21íft)IC ATURA 

“El Contratista” es el único responsable de la ejecución de los trabajos 

SouriSi !i«tn riP ^ ordenes de las autoridades competentes en matéria de constnjcáó^rnlltepec, 

segundad, uso de la via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el âmbito federal estáSTé* Jomiltepefi, 
mur^icipal, asi como a las instrucciones que al efecto le senale el gobiemo" LasVesponsab^idadí y S 20^-Ml 
pequicios que resultaren por su inobservância serán a cargo de “El Contratista”. ’ k Tu ( 

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrán cederse en forma parcial jS 
cualquierotra pereona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones portrabajá 
cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Município”. 

Décima segunda: Cláusula Penal TESORE 

írrÍJ^® veiifi^r si “El Contratista” está ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, dÊlatouéwísfiShel 
^ rnontos mensuales aprobados, “El Município” comprobara periodicamente éPlwittorte^de los 
!£>h!?r '°® ^'^® debieron realizarse en términos de dicho programa, en la intQüèèn^^^ al 

cSresponda procedera a la evaluación de los danos causados y deducirá el cb^^da|^S^e 

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de los trabajos realmente 
jecutados es rnenor que el estableado en el programa de obra, “El Município” retendrá en total el 2% de la 
diferenaa de ^chos importes multiplicada por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para el 
inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revisión, P^S^^^^^aa para ei 


itaiMs,, 

^.j^nto total 


por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de oue está 
sea la indicada. ^ 

i!'^' ‘^ricluye los trabajos en las fechas sehaladas, también como pena^^e^^è^deberá 

rt! nTmorf '^® 0 002% (dos al miliar) sobre el monto total dei contrato, natural 

de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluídos a satisfacción de “El Municl^*^.;:'^^ 

JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARROLL(52ummp^^ 

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.R 71700 Tel: (954) 58 2 

presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx / jamíltepecmunicipio.gob.mx JOfDlItepsC, 
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Mc 


o a teraroa (gmpc de tZISlí, “S 
Suspensión Temporal 


OaXf20Í9-202J 

"Sy ” eTs rsíirs.^ r 

reanudación de los trabaios spension temporal, asi como la fecha prevista para la 

““ deeapa^ 




Décima cuaita: Resdsión Administrativa de Contrato. 

. r . Santiogo 

mu.rZeS?e«e P-»*n,e condão por razones de interés 9ene,^'X^ 

^ax,2019-20Zl 


res.s«n,expongaMuenude^r^^S,^t:^:^^^S:^^f " 

ÍS “^' ““"«‘^ípío”. considerando bs argumentos y pruebas que hS^fMêipr 

^ notificará lo procedente dentro de los 15 (quince) dias hábües 
p uzca la lespuesta. Cumplido lo anterior, “El Município” impondrá el pago de las penas conve^ 

PRESIDE 

JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARROLLO ^VWICí 

Palado Municipal S/N Col. Cemro, Santiago Jamiltepec. Oaxaca C.P. 71700 Tel: (954) 58 2 85 T&mW' 

presdenaaQ,ann.ltepecntunicipio.g^.nnx/jamihepccmunic^^^^^^^ 



se 
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í tf Contratista” el inicio dei procedimiento de rescisión dei contrato, por parte 

, este pro^dera a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hac^rse car 
y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “El ContratistaT Mi 
íílral ^ <iel estado en que se encuentre la obra, así como establecer un plazo de dieJ '^ 

fpana la recuperacion dei anticipo aún no amortizado, asentándose asimismo las causas que motiva 
r Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario público. 

ataste” estará obligado a devolver a “El Município”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales cq 
a^ecna de inicio dei procedimiento de rescisión, toda la documentación que “El MuniciDio” 
la reahzacion de los trabajos. 

JOtÇ/itÇD^Çs 

forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula relativa a sanciones por 
Oox. ,^5wíW^fo P®l programa, El Município” y “Ei Contrataste” convienen en que aquéila procederá a hacer 

precautoria se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajo s ^ 
n of f ? liquidados desde el inicio de dicha rescisión. hasta que se otorgue el finiquito correspondientaí>l|^Áa. 
que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificación 
rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relatav'''■ 
la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “Ei Contrataste”. 

Décima quinta; Recepción de obra 

® Município” la conclusión de los trabajos que le fueron encomendad^la^llIcipAL^ 
que dentro dei plazo de veinte dias verifique la correcta terminación de los mismos conforme a las condicftípés. Santiago 
establecidas en el contrato, al finalizar la verificación de los trabajos “Ei Município” contará con un plazo!dBÍ//tepec; 
diez dias naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento dei acta de entãtta. Jamíttei 

recepcion correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. Oox- * 

La entrega recepción de la obra no exime al contratista de la responsabilidad por defectos o vicies, ocultos -* 
tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de celelgfàcsif^j^*— ' 
deberá exhibirfianza que garantice los vidos ocultos de la obra. la cual tendrá una vigencia^i^ò^ 

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro dei término estipul^ó'èni»!Cpífrato el 
finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor o en contra que resüiferf fá^Éèada 
de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante "' ' 

TESORERÍ, 

Determinado el saldo total, “Ei Município” pondrá a disposición de “Ei Contratista” el j^àb^^áâ^tfeicuente 
m^iante su ofrecimiento a la consignación respectiva, o bien solicitara el reintegro de losifttSoítéSítesultantes' 
debiendo, en forma simultânea, levantar el acta administrativa que de por extinguidèáf"'%ê,''derechos v 
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. Jaimitepec ^ 

~ “ 2022 

Décima sexta: Discrepâncias 

En el supuesto de que durante la ejecudón dei presente contrato llegaren a surgir disaepandas de caráder técnico 
y administrativo, sobre los aspectos que más adelante se senalan de manera específica y limitativa las partes 
con^enen en que los representantes designados por cada una de ellas en la cláusula décima se -íKkquen por 
escnto la discrepância, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un wpçeâim^to de 
aclanaaones al dia siguiente de redbida la notificación y en un término no mayor a 10 (diez) díasílTóteitò^iépfècure 
llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes. g 




i^^minuta 
íéz a 


La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se le 
correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconodendo desde ahora 
3CU@rclO. * ‘ “ 1 '» o r tii H 

JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARROLLO^V/y/C/PAi 

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.P. 71700 Tel: (954) 58 2 

presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx/jamiltepecmunicipio.gob.mY)^f^^^Pec/ 
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Décima séptima: Legislación 



- -— w 1111.^^10111, _ 

eslabtecen la Ley de Obias Públicas y Servidos Relü'adís'"d;rSt^'dToSa' 
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. 


y demás normas y 


de^^rSS^rS^feXTlsSL^dTSS?' supttoriamenie, el Código Cl.il y ei Código 

Décima octava: Jurisdicción y tribunales competentes. 

S=ES~.SS?SSS=™ 

Por “Ei Municipio” 

SiNDICATURA 
MUNICIPAL 



SyBS^lfHér^ez 

..si^ÉiwtetFy 
_ Jornittepec 
^°-tom!lteLr 






POR 


Ing. Uli» 

ADI 
TOR' 


CSA 


^@hoimoil.com 

Cruz Torres 

OOR UNICO 
S.A. DE C.V. 


/ _ "ortUpio. Santiago 

MUNICIPAÜomt/fepec, 

Offo. JamíltepeCf 
Oax, 2019 - 2021 




TESTiGOS 

REGIDORA DC lUMWçifDA 
Mpio. Santiago 
Jomiltepec, 

W^os CONSTRUIMOS EL DESARROLLO 

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.P. 71700 Tel: (954) 58 2 85 45 - 58 2 82 30 
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